SSAB 
Styrehseprotoholl 
1943 
A015.2 



r 



P. M. 



for utbyggnaden av den elelrtriska anlaggningea vid 
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1943. 



Spanningen> Pa grund av den avseTart okade effekten /fr§n 5,6 tiH 

16 MV// for Ljungs-fcromsf altet och den storre overforingsdistansen 
Tid faltets fbrflyttning miate overf oidiigsspaiiningen iiojas. 
For narrarande drives faltet pi primarsidan med U k7. Med bi- 
beiiallen spanning skulle de irliga energif brlusterna for tran- 
siteringen Evamtorp - ITorrtorp uppga till ca. 3.55 mill.k*\'/li 
'^d en kopparitgang i linjen av ca. 10 ton . Yid hojning av 
spanningen till 22 kY minskas dessa forluster till ca. 1,36 
mill* kV/ti oc±L ^QE:s^4tgai?gen ti^^^ siledes en avse- 

vard besparing i energi och. koppar. 

Samtliga transf ormatorer maste dock pi grund av den 
linga leveranstiden for de stora enhetema goras omkopplings- 
hara fran 22 tilL 11 kY for att mojliggora en igingkorning av 
faltet fran EIYS 132 kY-linje fran HaL Isberg over den f omar- 
varande f orhyrda 15 MYA-transf ormatorn 132/11 kY via ITorrtorp. 
Kostnaderna for den hogre transf ormatorspanningen sanrt omkopp- 
lingsmo jligheten represent era emellertid en ovasentlig mer- 
kostnad i f orhillande till arskostnaden for de okade forlus- 
tema och den storre kopparmangden i cverf oringslinjen* 

Spanningen for de hida frin Stal hestallda turho- 
generatorema om vardera 9^4 MYA har bestamts till 6,3 kY 
vilket ar det mest ekonomiska for ifrigavarande generatorstor- 
lek. 

amkoming ?or narvarande ager samkbming ram i Evarntorp med 

KTS over dennes 40 kY-linje till Hallsberg. (reneratorspan- 

ningen liksom distributi oris spanningen inom verksanlaggningama 
i Kvarntorp ar 3>3 kY» Ho jning av denna spanning v^n ej genom- 
foras utan hogst avsevarda kostnader och drift savbrott . I sam- 
band med utbyggnaden maste darf or en traaasiteringsf orbindelse 
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ordnaa mellan den nya Ingcentralens samlingaakena och d^ 
befintliga anlaggningen. Detta kaa utforas enligt tv^ al- 
ternativ: 

Alt. I en transfonnatorfbrbindelse mellan 6,3 ocli 3,3 
kV-aystemen, 

Alt. H en transfoimatorforbindelse mellan 6,3 och 40 k7- 
syatemen, 

Efter utbyggnaden skulle den normala samkomingen mellan 
Angcentralen ocii K7S ske over Uorrtorps transformator yia 
132 kT-linjen till Hallsberg. 

Alternativ I. 

Evamtorpsverkets fdrbraJming efter utbyggnaden 
beraknas uppgi till ca. 3 MW = 4 M7A fordelat ungefar 
lika pa Stallverkets och ingcentralens samlingsskenor. 

De befintliga 3 kY-kablarna mellan Stallverket 
och nuirarande Angcentralen foimA endast bverfora ca. 3 5 
MYA, ' ' 

Fdrbindelsetransfoimatom/V S,3/3,3 kY bbr darfor 
lampligen givas en storlek av 5 MYA, som saledes medgiver 
en marginal ay ca. 1 LTA for belastningsokning resi:. utmat- 
ning till ZYS. 

Pi grund a-v den avsevart okade kortslutningsef f ek- 
ten x>k 3 kY-systemet efter insattande av de bMa nya turbo- 
generatorerna och vid samkorning p4 132 kY-sidan miste en 
reaktor insattas i forbindelsen mellan 6,3 och 3,3 kY-syste- 
men. Tortslutningseff ekten kan harigenom begransas till 
ett Tarde som motsvarar garantiema pa de befintliga 3 kY- 
brytama. Detta medfbr emellertid 'onder normal drift ett 
relatirt stort spanningsfall, som dock kan kompenseras 
medelst en till transf oimatom pabyggd lindniig skop^lare , 
som a^atomatiskt reglerar pa konstant spanning pa 5,3 kY- 
skenan, 

Heaktorn medfor en Yiss merkostnad under det att 
lindningskopplaren jamYal erfordras i Alt. II /dock place- 
rad pa. annan transformator./ 
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Porbindelse Kvamtorp - ITorrtorp sker over en 
transformatcr /b/ 16 M7A 6,3/22 k¥; forbindelse med 
KV5 132 kV-system over en transf ormator /C/ 16 WTk 
22/132 kT, 

.Uomalt matas Ljungatrbmsf altet, som erlordrar 
16 MVr for upp.Tarmning ar ca*, 1 MW for hjalpmaskinfiri med 
ca. 10 over transf oimator B cell ca» 7 m frau KVS 
over transfortuator C. 

Vid fel p^ trans forinat or C kan faltet drivas 
med reducerad eff ekt via transf ormator B, Disponibel ef- 
f ekt blir darvid skill naden mellan produktioneni Ang- 
centralen och Kvarntorpsverkets behov. Event • kan Kvarn- 
torp b.elt matas fr§n 40 kV-sidan, varigenom ca» 3 MW 
storre eff ekt f rigor es for faltet. Yid fel pa transfer- 
mator B kan faltet matas med en hogst obetydligt redu- 
cerad eff ekt via transformatcr (reneratorproduktionen,| 
som darvid blir praktiskt taget oforandrad pa grund av 
of brminskad gastillf orsel till angpannorna, kan emeller- 
tid i detta fall ej nyttiggoras till, storre effetfc an 
vad Kvamtorpsverket f orbrukar, d.v.s. ca, 3 mj\ 
en angmangd motsvarande 10 MW f^r darvid blasaa ut 
fr^ angpannoma,enar forbindelsen via transfoimator A 
e,] medgiver nagon namnvard utmatning tiH K:VB enl. ovan, 

Betta ar ett synnerligen oekonomiskt drifts- 
foriiallande,men kan avhjalpas genom att dubblera_trans- 
£ornator_|*Tid fel pi en av dessa transf ormatorer kan 
da den andra omedelbsrt tag as i drift. 

Befintlig forbindelse med EVS pi 40 kV-eidan 
beirilles i detta fall oforandrad sisom en ren iatastrof- 
reserv for Kvamtorpsverket. ITormalt ar denna forbindel- 
se bmten och transf ormatorema E och P urkopplade. 
Instrument ering Er . 243 .000 : — 

1 St. transf ormator 16 MTA 132/22 kT 
incl* ol^a 

1 St. transf ormator 16 MTA 22/6,3 kT- 

incl. olja 

(Transport . Er. 562.000:- 
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Transport Kr» 562oOOO:- 
1 st* transformator 5 MTA 6,3/5,3 k7 

inca* olja+ lindningskopplare*. . , " 66»000:- 

1 at* reaktor 0,8 MTA • " 15 •000:- 

olja for dir.apparater » 7.000:- 

kablar me Han Ingcentralen och 

utomiLUSstallYerk samt luftledning 

Evamtorp - Hrorrtorp ^ 70»QOO;-- 

Er* 720 •000:- 

diVo och oforutaett lOfo « 72*000:- 

Er* 792*0002- 
1 St. reserrtransformator 16 M7A 22/6,3 ^ " 

kT incl* olja och instrument ering " 145*000:- 

*?-J:L^^5^^^„ _ ^* 937 •000:- 
Beraknad levetanstid: " 

instmrnenteringen ca. 14 m§n* 

, transformatorema " 11 " after bestallnings- 

dattim. 

Altemativ II * 

Det i Alt. I angivna helastningsf orhillandet 
for EvamtorpsYerket ar oforandrato 

En f orhindelsetransformator D mellan 6,3 och 
40 kY-skenoma insattes emellertid i stallet for transfor- 
mator A mellan 6,3 och 3>3 kY-skenorna. 

Belastning och transiteringsf orhallanden aom 1 

alt. I. 

Transfoimator D enl. ovan Yaljes stor att 
bverskottseff ekten fran turbogeneratorema vid ett fel p4 
transformator B kan overforas till EVS genom 40 kT-f orbin- 
delsen. Erforderlig transformatorstorlek vid f^^1^ reserr - 
fSrbindelse torde vara 16 MYA. Det befintliga 3 kY-stall- 
rerket med en belastning av endast ca. 4 MYA kommer dS. att 
normalt matas via denna stora transformator, vilket giYet- 
Yls ar i visa m^ ogynnsamt ur f orlustsynpunkt. Yidare mis- 
te man 1 Alto II alltid rakaa med en dubbel transf ormering 
for 3 kY-u.ttaget, namligen dels upptransf ormeriEg 6,3/40kY 
/D/ , dels nedtransf ormering 40/3 >3 kY /E och p/» Med han- 
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na med nthia. 10 E7A, nan emellertid miste rale- 

, ^ ^ motsvarande ca. 5 Miy vid o^Ht- 

andrad gastillf oraei ^^i^ r ■ ^ oror- 

ningen till E75 Dlir i s4 fall ^S^^ge^. Utmat - 

med 16 M7A transfomator: 

10 MW och ingen utblisning, 
med 10 MTA transf oimator: 

5 och utbiasning motsvaraide 5 M?^ 

Iransfoimator D bor i b4da -Pflii «»r, ^ 
i-i«^v,-;^« 1 - oaaa rail en utrustas med 

• V. * J" traaafomator B har man emellertid 

EVS-n^tet. "^''^ Sverskcttet till 

Den befintliga 40 k7-f orbindelsen med ZTS ar 
Alt. II: 

dels en katastrofreserv far ZvamtorpsTerket , 
dels en transiteringsf orbindelse for matning 
av LdungstrSmsanlaggningen via E75 'ledningsnat 
Kvarntorp - Hallsberg - Uorrtorp. 

Koimalt ar forbindelsen bruten och transforma- 
torema E ocb P inkopplade, ^isiorma 

Transformatn-r j 2.6 M7A, 
Instromeatering 

T . ^ Kr, 273.000:- 

-L St. transformator 16 MVA 132/22 

mcl. 01 ja /^^ icv, 

T , ^ " 180,000:- 

± St. transformator 16 M7A 22/6,3 kY 

mcl. olja n 

1 St. trajisformator 16 MTA 6,3/40 kV **' •000:- 
xncl. 013a ^ lindningsro^p^SJI^ „^ 149,000:, 
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Transport };rj 
olja for diverse apparater •••^^H?! 
kablar mellan Ingcentralen ocli utl^ 
stalLverket samt luf tledning EvarirKi 
H'orrtorp ^ 

diverse och oforutsett 10% 

forstarkning a^r E7S 40 IcV^linje ^:;Jpr 

"till sajmaaiis 




Transformator J 10 MTA^ " " 

Instrument ering et. 263^000x- 

1 st, transformator 16 M7A 132/22 kT 

incl. olja n 180.000:^ 

1 st, transformator 16 MVA 22/6,3 kY 

incl. olja n 134^000:- 

1 St. trans forEnator 10 MYA 6,3/40 kY 

incl. olja + lindningskopplare " 101.000s- 

olja for diverse aj parater " 7.000:- 

kablar mellan Ingcentralen ocli utomkius- 
s t alive rket samt luftledning Kvamtorp- 

ITorrtorp " 63o000;- 

Kr. 750.000:- 

diverse och oforatsett 10^ " 75.000:- 

forstarkning av KV5 40 kY-linje « 10.000:- 



tillsammans Er. 835.000:- 



Beraknad leveranstid: 

instrumenteringen ca. 14 min. 

transformatorerna " 11 " efter bestallnings- 

datiam. 



Sanmanstallnicg , 



^r^^ 

m^.' 5 mk transformator A mellaa 6,3 och 3,5 kT-skenorna 
utan dubblering et tranaformator B 

E^. 792.000;- . 

med dubbleiing av transf oimator B .... « 937.000:" 

IS 3:esp. 10 mk transformator D mellan 

6,3 och 40 kY-skenan 

med transfoimator D 16 6,3/40 kY Er. 904.000:- 

med transformator D 10 MVA «« 835,000:- 

Beraknad lereranstid: Instrument ering ca. 14 manader 

Transf ormatorema ca. 11 manader 
efter 'bestallningsdatum. 



Kyarntorp den 12 april 1943. 



